पद्मभूषण क्रांतिवीर डॉ.नागनाथअण्णा नायकवडी 
यांच्या मौजे वाळवा, जि.सांगली येथे उभारण्यात 
येणा-या स्मारकाच्या दुस-या टप्प्याच्या बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक ३११७/प्र.क्र. २२६/२९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक : ३० जून, २०१८ 
वाचा :- 
१) जिल्हाधिकारी, सांगली यांची पत्र क्रमांक गृह-१/कार्या-६/पोल-१/स्मारक/एसआर/१४/१८, 
दिनांक ९.२.२०१८, दिनांक २१.५.२०१८ व दिनांक ३०.६. २०१८ 
२) नियोजन विभाग, परिपत्रक क्रमांक ससमा २०१०/प्र क्र. ४८ (भाग-१)/ का-१४६१, 
दि.११.६.२०१८ 
प्रस्तावना : 
जिल्हाधिकारी, सांगली यांनी उपरोक्त पत्रान्वये पद्मभूषण क्रांतिवीर डॉ.नागनाथअण्णा नायकवडी 
यांच्या मौजे वाळवा, जि.सांगली येथे उभारण्यात येणा-या स्मारकाच्या दुस-या टप्प्याच्या रु. १६६५.०० लक्ष 
किंमतीच्या कामाचे आराखडे व अंदाजपत्रक शासनाच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केले असून त्या 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

१) पद्मभुषण क्रांतीवीर डॉ.नागनाथ अण्णा नायकवडी यांचे मौजे नागनाथनगर, ता.वाळवा, जि.सांगली 
येथील स्मारकाच्या दुस-या टप्प्याच्या बांधकामासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, सांगली यांनी सादर केलेल्या 
दुस-या टप्प्याच्या रुपये १६६५.०० लक्ष एवढया रक्कमेच्या प्रस्तावाची छाननी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 
केली असून रुपये १०३१.०० लक्ष इतक्या अंदाजित किंमतीस मान्यता दिली आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग व नियोजन विभागाने सदरहू कामाचा आराखडा व अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधीन राहून 
सहमती दर्शविली आहे. 


अ) स्मारक उभारताना त्याच्या देखभालीची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्‍यक असून देखभाल करणारी 
संस्था जर अशासकीय असेल तर संस्थेशी करारपत्र करुन घेणे तसेच अशी संस्था भविष्यात देखभाल 
करण्यास असमर्थ ठरल्यास प्रथमत: देखभाल करण्यासाठी अन्य संस्था निश्चित करणे व त्यानंतरच पूर्वीच्या 
संस्थेस जबाबदारीतून मुक्‍त करणे याबाबतचे नियोजन करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, सांगली यांनी दक्षता 
घ्यावी. 

बो स्मारकाचे बांधकाम नियोजित वेळेतच पूर्ण होईल, याबाबत जिल्हाधिकारी,सांगली यांनी खबरदारी 
घ्यावी व स्मारकाच्या बांधकामाबाबतची सद्यस्थिती शासनास वेळोवळी अवगत करावी. तसेच स्मारकाची 
भविष्यात दुरावस्था होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

को स्मारकास देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता रक्कमेच्या मर्यादेत काम पुर्ण करण्याची 
जिल्हाधिकारी, सांगली यांनी दक्षता घ्यावी. 
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ड) प्रशासकीय मान्यता रक्कमेचा खर्च सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मान्यता दिलेल्या व सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्रातील बाबीवर खर्च करण्यात येईल याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. 

इ ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम हाती घेण्यात यावे व विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घेण्यात यावे. 

3) प्रत्यक्ष काम करते वेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक इएनव्ही/२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क- 
१, दिनांक १०/१/२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
उ) सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी२०१७/प्र.क्र. ६०/इमारती-२, दिनांक 
७/७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

ऊ) सदर कामाच्या अंदाजपत्रकावर मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रादेशिक विभाग, पुणे व जिल्हाधिकारी 
यांच्या सक्षम अधिका-यांचे साक्षांकन करुन घ्यावे. 

२. या कामावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक-ए-४, मुख्य लेखाशिर्ष, २०५९ सार्वजनिक बांधकामे८०- 
सर्वसाधारण ८०० - राज्य योजना (००)(०२) राष्ट्र पुरुष/थोर व्यक्‍ती यांची स्मारके व पुतळे यांचे बांधकामे 
(२०५९ ३१७७), ५३ मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

३. पद्मभूषण क्रांतिवीर डॉ.नागनाथअण्णा नायकवडी यांच्या मौजे वाळवा, जि.सांगली येथे उभारण्यात 
येणा-या स्मारकाच्या दुस-या टप्प्याच्या बांधकामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,पुणे यांनी 
तयार केलेल्या आराखडा व अंदाजपत्रकानुसार रु.१०३१.००/-(रु.दहा कोटी एकतीस लक्ष फक्त) इतक्या 
खर्चाच्या अंदाजपत्रक व आराखडयास वर नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून, तसेच सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग अनौ. संदर्भ क्र. ५२४ स/बां,दिनांक १७/२/२०१८ व नियोजन विभाग अनौ.संदर्भ क्र. १२५/१८/ 
१४४३, दिनांक १३/६/२०१८ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार वित्तीय अधिकार अधिनियम पुस्तिका १९७४ 
मधील भाग पहिला, उप विभाग तीन, अनुक्रमांक चार, परिच्छेद क्र.२७ (२) व १३४ नुसार तसेच नियोजन 
विभाग परिपत्रक क्रमांक ससमा २०१०/प्र क्र. ४८ (भाग-१)/ का-१४६१, दिनांक ११/६/२०१८ अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार या आदेशान्वये प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


Bs सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७१३१७४६२९२६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नांवाने, Chhaya 0000000001, 
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(छा. कि. वडते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
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३. सचिव(र.व का), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४. सचिव, (बांधकामे) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
५. जिल्हाधिकारी, सांगली. 

महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
७. महालेखापाल -१/२ (लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली 
९. निवासी उपजिल्हाधिकारी, सांगली. 
१०. कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पश्चिम विभाग),सांगली. 
११. कार्यासन अधिकारी, (कार्या.-१४४३), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी (कार्या-२५), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कक्ष अधिकारी (कार्यासन व्यय- ४/अर्थसंकल्प-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. कार्यासन अधिकारी (इमा-३),सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१५. अ.मु.स. (वित्त, वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. सचिव (व्यय), वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. निवडनस्ती (कार्यासन २९), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
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Bullding propor (5९६॥०) 

Jeevan Darst ni - Br ance Work ag per 0९181९0 Psimete 
Audilesium + Balance ork Aa per Delailed Fstimate 
Sanakar Prashikshast Kendra As cer 060 Estimate : 
Teilat Black 25009 Par Syme 
14) Feundaton in BC. Weak Sed 


5.722 ४4० 

970.755 
70,564,487 
1,603,006 


14,924,082 


Slectriilention 

Jeevan Qarshkl - Belanse Work As cer Delailed Es: mate 
Sucronum - Balance Werk As sar 2०1९३ नाप 
Spheke: Prashikshan <eadra As cet Deladed 25 mate 
Tolict Bock £AG 


321.631 
2431,539 
2,250,935 
80,८70 


Tols! 


Water Supply and Sanitation 
4 [Miscellaneous items 
Fumiture 2077 500% Per Sqmt, 
Compeurd Weil hs per Detailed Sssimate 
Poving & Foolpath 5 par Latailoa Carimate 
Parting Arca 4s par Gstaile¢ Cxtimete 
Fire Fighling Arrangement Lum Sun 
Street iphting & Genors: Ughting Lurp Sum 
Intarnce Viork for Je oven harp Susy 
Oreshini,Audiiiun,Sanskar 
Praahiksho~ Kendra 
Hefurals, Sou"pluras ate, Lump Sum 
Aacceso:=’ & Equipnens Lump Sun 2,509,000 
Sound Projsctoe System Cump Sum} 1.030,000 
“Aalehman 0७1, Gates, Aches (ump Sem 2.090.060 
‘Name 719183 atc, 
Landscap2ing Lump Sumi 


10,325,909 
7423,524 
2,871,972 
4,221,075 
2,200,002 
4.:00.000 
34,809,009 


6.004,07C 


Condilerng 
n-Bullding Gorcspl 
हंगा Faas & Cansultaion Cha 


$0,082,285 


4,033.00 
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